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Planungsdefizite und Planungsengpässe in der Wasserstraßeninfrastruktur 

1. Plant die Bundesregierung den Einsatz sogenannter PB-Modelle (Planung 
und Bau)? 

Ja. 

2. Welchem Prinzip folgt die Entwicklung und Etablierung sogenannter PB- 
Modelle, und welche Ziele werden damit verfolgt? 

3. Inwiefern erhofft sich die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes (WSV) durch „PB-Modelle“ einerseits eine Steigerung der Projekt¬ 
anzahl insgesamt und andererseits eine Beschleunigung von Infrastruktur¬ 
maßnahmen? 

Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be¬ 
antwortet. 

Mit der Vergabe von Planung und Bau von Maßnahmen an Bundeswasserstrassen 
als PB-Modell und der stärkeren Einbindung der Bauwirtschaft in den Planungs¬ 
prozess sollen Beschleunigungseffekte erzielt werden. 


4. In welchem Ausmaß soll die Anzahl der Projekte gesteigert und die Reali¬ 
sierungszeit von Projekten reduziert werden? 

5. Wann werden die ersten „PB-Modelle“ auf den Markt kommen, und wie 
viele „PB-Modelle“ sind in welchen Zeitraum geplant? 

6. Welche Investitionsvolumen werden durch „PB-Modelle“ abgedeckt? 

Die Fragen 4 bis 6 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be¬ 
antwortet. 

In der WSV werden aktuell die ersten drei Projekte als PB-Modell vorbereitet, 
um Erfahrungen hinsichtlich der erzielbaren Beschleunigungseffekte zu sam¬ 
meln. Das Investitionsvolumen sowie die Anzahl der PB-Modelle kann derzeit 
noch nicht beziffert werden. 


Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale 
Infrastruktur vom 18. Juli 2018 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype - den Fragetext. 
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7. Nach welchen Kriterien entscheidet die öffentliche Verwaltung, welches 
Projekt als „PB-Modell“ vergeben werden soll, und welche Projekte sind da¬ 
für nach Auffassung der Bundesregierung besonders gut geeignet? 

Zunächst wird die Bundesregierung im Bereich der Wasserstraße Pilotprojekte 
als PB-Modell durchführen, um erste Erfahrungen zu sammeln. 


8. Welche (Planungs-)Leistungen und Risiken sollen gemäß Bundesregierung 
auf die private Bauwirtschaft übergehen, und welche Aufgaben verbleiben 
in der Hand der WSV? 

Bei dem PB Modell soll die Verantwortung für die Entwurfs-/Ausführungspla- 
nung sowie die Bauausführung vollständig auf den Auftragnehmer übertragen 
werden. Die WSV gibt mittels eines Leistungsprogramms die Ziele und Quali¬ 
tätsanforderungen für das zukünftige Bauwerk vor. Bei der WSV verbleiben im 
Rahmen der Bauabwicklung die Bauaufsicht, Kontrollen und Prüfungen in Hin¬ 
blick auf die vorstehend genannten Vorgaben sowie die Vertragsabwicklung. 


9. Wie stellt die Bundesregierung sicher, dass „PB-Modelle“ vom Markt ange¬ 
nommen werden und dabei die Interessen der mittelständischen Bauwirt¬ 
schaft berücksichtigt werden? 

Gemäß § 97 Absatz 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ist der 
Bund verpflichtet, mittelständische Interessen bei der Vergabe öffentlicher Auf¬ 
träge vornehmlich zu berücksichtigen. Leistungen sollen danach in der Menge in 
Teillose aufgeteilt und getrennt nach Art oder Fachgebiet als Fachlose vergeben 
werden, wenn nicht wirtschaftliche oder technische Gründe eine gemeinsame 
Vergabe erfordern. 


10. Welche Erfahrungen hat die Bundesregierung bislang mit der Übertragung 
eines Teils der Planungsleistungen auf die Bauwirtschaft bei Projekten an¬ 
derer Verkehrsträger sammeln können? 

Erfahrungen mit der Übertragung eines Teils der Planungsleistungen auf die Bau¬ 
wirtschaft wurden beim Verkehrsträger Straße u. a. bei den ÖPP-Projekten im 
Bundesfemstraßenbau gesammelt. Die Auftragnehmer hatten die Detail- bzw. 
Ausführungsplanung zu erstellen. 

Diese Vorgehensweise hat sich in den bislang durchgeführten Projekten bewährt. 

Die DB hat keine Erfahrung in der Übertragung von Planungen an Bauauftrag¬ 
nehmer in frühen Leistungsphasen von Bauprojekten. 


Satz: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, www.satzweiss.com 
Druck: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1-3, 71296 Heimsheim, www.printsystem.de 
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 

ISSN 0722-8333 



